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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o uzupełnieniu obwałowania Wisły i Wi- 
słoki w powiecie Mieleckim. 


Wysoki Sejmie! 


W przedłożonem na bieżącej sesyi sprawozdaniu o popieraniu kultury krajowej 
na polu budowli wodnych mieliśmy zaszczyt podać do wiadomości Wysokiego Sejmu de- 
cyzyę c. k. Ministerstwa rolnictwa co do uzupełnienia obwałowania Wisły i Wisłoki 
W powiecie Mieleckim, które w myśl uchwalonego przez Wysoki Sejm dnia 30. stycznia 
1856 projektu ustawy miało być wykonane w drodze przedsiębiorstwa powiatowego sub- 
Wencyonowanego przez kraj i państwo w ciągu lat ośmiu począwszy od roku 
1897. Mianowicie w reskrypcie z d. 16. maja 1897. 1. 10.828, zażądało c. k. Ministerstwo 
rolnictwa podwyższenia niwelety wału nadwiślańskiego, która w projekcie obliczona została 
Właśnie wedle wskazówek tego samego Ministerstwa zawartych w reskrypcie z d. 14. 
Września 1894. l. 8.967, oraz zmiany trasy wału nadwiślańskiego w myśl uchwał powzię- 
tych w międzyczasie przez Komisyą międzynarodową dla regulacyi Wisły z r. 1896, 

tóre to zmiany spowodowałyby wedle obliczenia kraj. biura melioracyjnego podwyższenie 
breliminowanej sumy kosztorysowej z 897.400 zł. na 1,019.300 zł. w. a. 

Na wystósowane w tej sprawie odezwą naszą z d. 15-go listopada, 1897. 1. 
35.236. przedstawienie otrzymaliśmy w której drodze na wczorajszem posiedzeniu wieczor- 
nem Wys. Sejmu od JWgo komisarza rządowego reskrypt e. k. Ministerstwa rolnictwa 
2 d. 2-g0 lutego, 1898. 1. 1.007/177, w którym to Ministerstwo na podstawie opinii mi- 
Nisteryalnego departamentu wodnego oświadcza, że się zgada na przyjętą w projekcie 
Niweletę wału i pierwotną sumę kosztorysową 897.400 zł. w. a., żąda jednakże opuszcze- 

la w $. 1. uchwalonego, przez Wys Sejm w r. 1896. projektu ustawy terminu rozpo- 
Częcia robót w r. 1897, który już obecnie nie może być dotrzymanym, zamieszczenia 
3. 2. postanowienia o zmianie trasy w myśl uchwały Komisyi międzynarodowej z r. 
1896, oraz w $. 4. postanowienia o terminie i czasie trwania budowy, który ma być 
Oznaczony przez Wydział krajowy w porozumieniu z Administracyą państwa. 
E. Zarazem nadmieniło e. k. Ministerstwo rolnictwa, że ze względu na wielkie ob- 
arenie państwowego funduszu melioracyjnego nie wstawi pierwszej raty zasiłku państwo- 
1. 59 0 preliminarza tego funduszu na r. 1898, jak to w reskrypcie z d. 16. maja 1897. 
w. 0-823. zapowiedziało, lecz dopiero do preliminarza na rok 1899. w kwocie 10.000 zł. 
ka 1 to pod warunkiem, jeżeli wniesiony przez c. k. Rząd na ostatniej sesyi Rady 
ORAWA projekt ustawy o podwyższeniu dotacyi państwowego funduszu melioracyjnego do 
1900.000 zł. w. a. rocznie uzyska konstytucyjne zatwierdzenie. 


Jakkolwiek w obec powyższej decyzyi projekt ustawy o uzupełnienie obwałowania 
Wisły i Wisłoki w powiecie Mieleckim dopiero w r. 1899 tj. po uchwaleniu przez Wys. 
Radę państwa pierwszej raty zasiłku państwowego może być przedłożony do najwyższej 
sankcyi, to jednak wyraziło e. k. Ministerstwo rolnictwa życzenie, aby żądane zmiany 
projektu ustawy dotyczącego tego obwałowania, zostały przez Wysoki Sejm, na bieżącej 


sesyi uchwalone. 
Czyniąc zadość temu życzeniu, Wydział krajowy ma zaszczyt upraszać : 


Al. Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony */. projekt ustawy o uzupełnienie obwa- 
łowania Wisły i Wisłoki w powiecie Mieleckim. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 


Lwów, dnia 19. lutego 1898. 


Marszałek krajowy: 
S. Badeni v. r. 


Sprawozdawca : 


Edward Jędrzejowicz w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


Alegat do sprawozd. Wydz. kraj l. 11.10198. 


Ustawa 


z dnia . ~ . . . . . . . . O uzupełnieniu obwałowania 
Wisły i Wisłoki w powiecie Mieleckim. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem rozporządzam, co następuje : 


g. 1. 


Uzupełnienie obwałowania Wisły i Wisłoki w powiecie Mies 
leckim ma być wykonane jako przedsiębiorstwo wymienionego po- 
wiatu, subwencyonowane z funduszu krajowego. 


g. 2. 


Za podstawę techniczną tej melioracyi służyć ma projekt 
Wydziału krajowego z r. 1895 ze zmianami trasy wałów, wprowa- 
dzonemi przez Ministerstwo rolnictwa w myśl uchwał komisyi mię- 
dzynarodowej dla regulacyi Wisły, który to projekt preliminuje 
koszta budowy na 897.400 zł. w. a. 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważnionym do poczynie- 
nia zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą pań- 
stwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej. 


§ 3. 


Koszta budowy włącznie z wydatkami na utrzymanie w cza- 
sie budowy i kosztami zarządu pokryte będą z mającego się w tym 
celu utworzyć funduszu budowy. 

Fundusz budowy ma być utworzonym: 

a) z datku funduszu krajowego w wysokości czterdziestu pro- 
cent preliminowanych kosztów; 

b) z datku państwowego funduszu melioracyjnego w myśl 
$. 6. ust. 2. i §. 4. ust. 2. a) ustawy z dnia 30. czerwca 1884 
Dz. u. p. Nr. 116. z zastrzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia 
w wysokości czterdziestu procent preliminowanych kosztów; 

c) z datku powiatu Mieleckiego w wysokości dwudziestu pro- 
cent preliminowanych kosztów. 


8. 4. 


i Termin rozpoczęcia i czas trwania budowy, tudzież wysokość 
l termina płatności corocznych rat datków kraju, państwa i po- 
wiatu Mieleckiego oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Admini- 
stracyą państwa. 


SŁ Br 


Dla otrzymania wykonanych robót ma być utworzonym oddziel- 
ny fuudusz. 
Fundusz ten składać się będzie: 


1) z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania wałów ochron- 


nych; 

2) z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy tem 
przedsiębiorstwie w myśl art. I. ustawy z dnia 10. czerwca 1892 
Dz. u. kr. Nr. 43; 

3) z corocznych datków kraju i powiatu Mieleckiego. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków krajowych 
i powiatowych na konserwacyą, organizacyi obrony grobel i innych 
zarządzeń potrzebnych dla utrzymania wykonanych budowli wydane 
zostaną w drodze ustawodawstwa krajowego po skończeniu budowy. 


$. 6. 


Wykonanie robót, oraz zarząd funduszu budowlanego i kon- 
serwacyjnego obejmie Wydział, krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztoryS 
oznaczyć ma Wydział krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, 
któremu też podobnie jak i Wydziałowi powiatowemu w Mielcu 
przyznanym zostaje wpływ odpowiedni na tok spraw technicznych 
i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego 
wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania 
państwowych organów technicznych, określi rozporządzenie wyko” 
nawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Administracyź 
państwa. 

S 7, 


Z wejściem w życie niniejszej ustawy obejmie Wydział kra- 
jowy zarząd konserwacyi robót wykonanych przez spółki wodne 
przy regulacyi odpływu wód między Wisłoką a drogą krajową D9“ 
bieko-Tarnobrzeską (w myśl ustawy z dnia 13. maja 1885 Dz. U. 
kraj. Nr. 35), tudzież przy regulacyi Starego Brnia z dopływam! 
(w myśl ustawy z dnia 1. lipca 1886. Dz. u. kraj. Nr. 67). 

Spółki wymienione mają być rozwiązane, skoro wypełnią SWe 
zobowiązania względem osób trzecich. 


$. 8. 


Wykonanie tej ustawy poruczam moim Ministrom rolnictws» 
skarbu i spraw wewnętrznych. 


